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N°  92  del  08/04/2013  del  registro  del  Servizio  Tecnico 


O     -  Atto  privo  di  rilevanza  contabile 


IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 
PREMESSO  che: 

-  con  Delibere  della  Giunta  Comunale  n.  37  e  38  del  30-09-2008,  esecutive  ai  sensi  di  legge,  sono  stati 
approvati  i  Progetti  definitivi  ed  esecutivi  ,  dei  lavori  relativi  alla  SISTEMAZIONE  E  AMPLIAMENTO 
DELLE  STRUTTURE  DEL  PARCO  NELLA  LOTTIZZAZIONE  TORRE  DELLE  STELLE, 
rispettivamente  riferite  ai  lavori  del  2°  stralcio  funzionale  ,  dell'importo  complessivo  di  Euro  780.000,00,  ed 
ai  lavori  del  3°  stralcio  funzionale  ,  dell'importo  complessivo  di  Euro  1.470.000,00,  pertanto  rientranti  nei 
limiti  dei  su  detti  finanziamenti  regionali; 

-  con  Determinazione  n.  217  del  22-12-2008,  è  stato  approvato  il  Progetto  Definitivo  -  Esecutivo  dei 
lavori  relativi  al  SISTEMAZIONE  E  AMPLIAMENTO  DELLE  STRUTTURE  DEL  PARCO  NELLA 
LOTTIZZAZIONE  TORRE  DELLE  STELLE,  -  2°  e  3°  stralcio  ,  dell'importo  complessivo  di  Euro 
2.250.000,00,  pertanto  rientrante  nei  limiti  dei  suddetti  finanziamenti  programmati,  di  cui  Euro 
1.775.609,16  per  lavori  a  base  di  gara,  compresi  Euro  39.541,61  per  oneri  attuazione  piani  di  sicurezza; 

-  a  seguito  dell'esperimento  della  gara  in  data  25-03-2009  ,  con  Determinazione  del  Servizio  Tecnico  n.  20 
del  06-05-2009,  sono  stati  approvati  i  verbali  ad  essa  concernenti  ed  aggiudicati  definitivamente  i  lavori  alla 
ditta:  RAIMONDO  TILOCCA  &  C.  S.N.C.,  con  sede  in  -  07010  -  Burgos  (SS)  ,  Via  Gramsci  n.  3  ,  P.  Iva 
02256690906  (ora  denominata  Impresa  Tilocca  S.r.L.),  come  risulta  dal  Verbale  di  Aggiudicazione  redatto 
dalla  Commissione  di  Gara  nella  stessa  data,  avendo  presentato  il  ribasso  del  18,494%,  rispetto  all'importo 
posto  a  base  di  gara  pari  a  Euro  1.736.067,55,  e  pertanto  per  il  prezzo  netto  di  Euro  1.414.999,22,  oltre 
Euro  39.541,61  per  oneri  attuazione  piani  di  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  d'asta  (  prezzo  netto 
contrattuale  complessivo    Euro  1.454.540,83)  ,  oltre  1TVA  al  10%; 

-  in  data  16-10-2009  è  stato  stipulato  tra  questo  Comune  e  la  predetta  ditta  il  contratto  d'appalto 
rep.  n.  149/2009  registrato  presso  l'agenzia  delle  entrate  di  al  n.  621  -  serie  n.  1  -  in  data  03-11- 
2009; 

-  in  data  21-03-2011  è  stato  stipulato  tra  questo  Comune  e  la  predetta  ditta  il  contratto  d'appalto 
aggiuntivo  rep.  n.  171/2011  registrato  presso  l'agenzia  delle  entrate  di  al  n.  178  -  serie  n.  1  -  in 
data  06-04-2011; 

-  sono  attualmente  in  corso  di  realizzazione  le  opere  in  contratto; 

CONSIDERATO  che  nell'ambito  dei  lavori  in  argomento,  sono  state  realizzate  le  nuove 
pavimentazioni  in  calcestruzzo  architettonico  di  diverse  strade  a  contorno  del  Parco  della 
Lottizzazione  Torre  delle  Stelle,  tra  le  quali  alcuni  tratti  della  Via  Orione,  della  Via  Ercole  e  Via 
Sagittario; 

PRESO  ATTO  che  a  seguito  di  diverse  segnalazioni  e  come  appurato  a  seguito  di  sopralluogo  a 
cura  di  personale  del  Servizio  Tecnico,  è  stata  riscontrata  la  presenza  di  due  perdite  idriche  lungo  la 
condotta  preesistente  sottostante  la  nuova  pavimentazione  realizzata,  in  corrispondenza  dei  tratti 
pavimentati  della  Via  Orione  e  Via  Ercole,  e  successivamente  nella  Via  Sagittario,  per  le  quali 
occorre  effettuare  i  necessari  lavori  di  riparazione  al  fine  di  evitare  inutili  dispersioni  di  acqua,  oltre 
che  evitare  eventuali  danneggiamenti  alla  pavimentazione  stradale; 

VISTE  le  Delibere  della  Giunta  Comunale  n.  147  del  06-12-2010  e  n.  146  del  06-12-2010,  con  le 
quali  sono  state  acquisite  al  patrimonio  comunale  le  opere  di  urbanizzazione  inerenti  alla  viabilità  e 
alla  rete  idrica  realizzate  nell'ambito  dell'attuazione  del  Piano  di  Lottizzazione  Torre  delle  Stelle, 
assumendo   di  fatto   a  carico   del  Comune  gli  oneri  della  relativa  manutenzione  ordinaria  e 


straordinaria  correlati  alla  gestione  delle  opere; 

RITENUTO  opportuno  e  necessario  pertanto,  per  le  motivazioni  sopra  esposte,  provvedere  alla 
realizzazione  dei  necessari  lavori  di  riparazione  delle  rete  idrica  nei  tratti  interessati  dalle  perdite, 
mediante  affidamento  a  idoneo  prestatore  a  tal  fine  specializzato  e  qualificato,  avente  la  necessaria 
abilitazione  e  idoneità  ad  effettuare  l'intervento  in  oggetto,  non  potendo  procedere  in  amministrazione  diretta 
per  carenza  in  organico  di  personale  specializzato  e  attrezzature  idonee  ad  effettuare  i  lavori; 

CONSIDERATO  che  ,  stante  le  caratteristiche  e  della  specialità  della  prestazione  di  cui  trattasi,  per 
l'esecuzione  in  economia  dei  succitati  lavori,  è  possibile  avvalersi  del  ricorso  all'affidamento  a  Cottimo 
Fiduciario  ,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  combinato  disposto  dagli  Artt.  2,  3  e  7  del  Regolamento  Comunale 
per  l'Acquisizione  di  lavori,  forniture  e  servizi  in  Economia,  dell'Art.  125  ,  comma  8  del  Codice  dei 
Contratti  Pubblici  di  cui  il  D.  Lgs.  N.  163  del  12-04-2006,  prescindendo  dalla  richiesta  di  pluralità  di 
preventivi,  mediante  affidamento  diretto,  qualora  l'importo  non  superi  Euro  40.000,00  (art.  7,  e.  3 
Regolamento),  ad  una  idonea  Ditta  in  possesso  della  necessaria  qualificazione  tecnico-organizzativa,  oltre 
che  di  riconosciuta  competenza,  affidabilità  ed  esperienza  in  materia; 

PRESO  ATTO  che  a  tal  fine,  previa  informale  indagine  di  mercato  e  individuata  quale  ditta  meglio 
qualificata  all'esecuzione  di  detti  lavori,  in  quanto  esecutrice  delle  opere  stradali  oggetto  degli  interventi,  è 
stata  interpellata  la  stessa  Ditta  RAIMONDO  TILOCCA  &  C.  S.N.C.,  con  sede  in  -  07010  -  Burgos 
(SS)  ,  Via  Gramsci  n.  3  ,  P.  Iva  02256690906,  la  quale  in  relazione  alla  prestazione  dei  lavori  di  cui 
sopra  ,  ha  reso  il  Preventivo  di  Spesa  per  la  ricerca  e  la  riparazione  di  n.  2  perdite  idriche  in  Via  Orione  e 
Via  Ercole,  per  l'importo  complessivo  di  Euro  1.296,07,  IVA  compresa  al  21%  (Euro  648,03  per  singolo 
intervento),  sulla  base  della  quale  ,  in  rapporto  alle  attuali  esigenze,  rappresentate  ora  dalla  sopra  venuta 
necessità  di  procedere  alla  riparazione  di  n.  3  perdite  idriche  (  Via  Ercole,  Via  Orione,  Via  Sagittario),  si 
ritiene  opportuno  procedere  all'affidamento  delle  prestazione  lavorative  sopra  citate,  da  eseguirsi  secondo  le 
specifiche  tecniche  meglio  dettagliate  nello  stesso  preventivo,  per  l'importo  complessivo  pari  a  Euro 
1.944,09,  IVA  compresa  al  21%; 

RITENUTO  opportuno  ed  economicamente  vantaggioso  per  l'Amministrazione  ,  pertanto,  affidare  a 
Cottimo  Fiduciario,  ai  sensi  dell'Art.  125  ,  comma  8  del  Codice  dei  Contratti  Pubblici  di  cui  il  D.  Lgs.  N. 
163  del  12-04-2006,  e  dell'Art.  7  del  Regolamento  Comunale  per  l'Acquisizione  di  Lavori,  Forniture  e 
Servizi  in  Economia  ,  alla  summenzionata  RAIMONDO  TILOCCA  &  C.  S.N.C.,  con  sede  in  -  07010  - 
Burgos  (SS)  ,  Via  Gramsci  n.  3  ,  P.  Iva  02256690906,  gli  interventi  in  argomento  ,  per  il  prezzo 
complessivo  offerto,  in  rapporto  alla  richiesta,  paria  Euro  1.944,09,  IVA  compresa  al  21%,  in  riferimento  a 
n.  3  interventi  di  riparazione,  con  le  condizioni  e  le  specifiche  tecniche  riportate  nel  preventivo  di  spesa; 

VISTO  il  preventivo  di  spesa,  riportante  le  specifiche  tecniche  e  le  modalità  di  effettuazione  degli 
interventi,  presentato  dalla  summenzionata  Ditta  ,  assunto  al  Ns.  protocollo  generale  al  n.  13524  in  data  18- 
09-2012,  il  quale  si  allega  alla  presente  per  farne  parte  integrale  e  sostanziale; 

VISTO  il  Regolamento  Comunale  per  l'Acquisizione  dei  Beni  e  dei  Servizi  in  Economia  attualmente 
vigente; 

VISTO  l'art.   125,  comma  8  del  Codice  dei  Contratti  Pubblici ,  di  cui  il  D.  Lgs.  N.  163  del  12-04-2006  ; 

ACCERTATA  la  disponibilità  sui  fondi  assegnati; 

ATTESO  che  la  presente  Determinazione  ha  valore  di  Autorizzazione  a  Contrarre  anche  ai  fini 
dell'assunzione  dell'Impegno  di  spesa  sul  competente  Capitolo  di  Bilancio  ,  ai  sensi  degli  artt.  191  e  192 
del  D.  Lgs.  n.  267/2000; 

DATO  ATTO  che  il  presente  provvedimento  diviene  esecutivo  con  l'apposizione  del  visto  di  regolarità 
contabile,  attestante  la  copertura  finanziaria,  da  parte  del  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  ,  ai  sensi 
dell'art.  151,  comma  4,  del  D.  Lgs.  267/2000; 


DATO  ATTO  che  ai  sensi  dell'art.  163  del  D.  Lgs.  267/2000,  nelle  more  dell'approvazione  del  bilancio  di 
previsione  ,  gli  Enti  Locali  possono  effettuare,  per  ciascun  intervento,  spese  in  misura  non  superiore 
mensilmente  a  1/12  delle  somme  previste  nel  bilancio  deliberato; 

PRESO  ATTO  che  la  spesa  relativa  al  servizio  in  argomento,  per  quanto  concerne  i  capitoli  di  spesa  di 
competenza  2013,  è  contenuta  entro  QUATTRO  dodicesimi  dei  relativi  interventi,  ai  sensi  e  per  gli  effetti 
dell'Art.  163  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267; 

VERIFICATO  ai  sensi  dell'art.  9  comma  1,  lettera  a)  D.L.  78/  2009  convertito  in  legge  102/2009,  che  il 
programma  dei  pagamenti  conseguenti  all'assunzione  del  presente  impegno  di  spesa  è  compatibile  con  i 
relativi  stanziamenti  dei  bilancio,  con  le  regole  di  finanza  pubblica  e  con  i  saldi  ai  fini  del  patto  di  stabilità; 

RITENUTO  di  dover  provvedere,  all'impegno  della  spesa  di  €.  1.944,09  in  favore  dell'impresa 
RAIMONDO  TILOCCA  &  C.  S.N.C.,  -  07010  -  Burgos  (SS) ,  Via  Gramsci  n.  3  ,  P.  Iva  02256690906, 
a  valere  sul  Cap.  8113.1/2013  del  Bilancio  (Manutenzione  ordinaria  patrimonio  comunale  - 
prestazione  servizi  -  Viabilità  -  F.di  Bilancio); 

DATO  ATTO  che  ai  fini  degli  adempimenti  previsti  dall'art.  3  della  Legge  136/2010,  il  Codice 
identificativo  di  gara  (CIG)  relativo  all'affidamento  in  oggetto  è  il  N.  ZAD0966598; 


VISTI: 


gli  artt.  107  e  109  del  D.  Lgs.vo  18.08.2000,  n.  267  che  indicano  rispettivamente  le  funzioni 
e  responsabilità  dei  responsabili  dei  servizi  e  le  modalità  di  conferimento; 

gli  artt.  183,  191  E  192  del  D.Lgs.vo  18.08.2000,  n.  267  "Testo  Unico  delle  legge 
sull'ordinamento  delle  Autonomie  Locali",  che  riguardano  l'assunzione  dell'impegno  di 
spesa; 

lo  statuto  comunale; 

il  regolamento  comunale  di  contabilità; 

il  Bilancio  di  previsione  per  l'esercizio  provvisorio  2013; 

il  Regolamento  Comunale  per  l'acquisizione  di  beni  e  servizi  in  economia; 
l'art.  125  del  D.  Lgs.  N.  163  del  12-04-2006  ; 


RICHIAMATO  il  Decreto  del  Sindaco  n.  03  del  02/01/2013  di  attribuzione  della  responsabilità  del 
Servizio  Tecnico  all'Ing.  Davide  Casu; 


DETERMINA 

DI  DARE  ATTO  che  la  premessa  è  parte  integrale  e  sostanziale  del  presente  atto; 

DI  APPROVARE  l'Offerta  Economica  resa  dalla  Ditta  RAIMONDO  TILOCCA  &  C.  S.N.C.,  con 
sede  in  -  07010  -  Burgos  (SS)  ,  Via  Gramsci  n.  3  ,  P.  Iva  02256690906,  assunta  al  protocollo  n. 
13524  del  18-09-2012,  allegata  alla  presente  determinazione,  relativamente  al  preventivo  di  spesa 
reso  per  l'esecuzione  dei  lavori  di  Ricerca  e  riparazione  perdite  idriche  strade  Torre  delle  Stelle,  in 
riferimento  ai  guasti  riscontrati  della  condotta  idrica  lungo  la  Via  Orione  e  Via  Ercole; 

DI  AFFIDARE,  pertanto,  per  le  ragioni  espresse  nella  parte  motiva,  in  Economia  mediante  Cottimo 


Fiduciario  ,  ai  sensi  dell'Art.  125,  comma  8,  del  D.  Lgs.  n.  163/2006  e  dell'Art.  2  del  Regolamento 
Comunale  per  l'Acquisizione  di  Beni  e  Servizi  in  Economia,  la  succitata  prestazione  di  Lavori  di 
Ricerca  e  riparazione  perdite  idriche  strade  Torre  delle  Stelle,  in  riferimento  ai  guasti  riscontrati 
lungo  le  condotte  idriche  di  alcune  strade  recentemente  pavimentate  a  cura  del  Comune,  alla 
summenzionata  Ditta  RAIMONDO  TILOCCA  &  C.  S.N.C.,  per  il  prezzo  complessivo,  in  ragione 
dell'offerta  presentata,  pari  a  Euro  1.944,09,  IVA  compresa  al  21%,  in  riferimento  a  n.  3  interventi 
di  riparazione; 

DI  PRENDERE  ATTO  che  i  lavori  saranno  regolati  dalle  vigenti  norme  di  legge  ,  dal  Regolamento 
per  la  disciplina  dei  contratti  di  questo  Comune,  nonché  secondo  le  specifiche  tecniche  riportate 
nell'offerta  economica; 

DI  IMPEGNARE  a  favore  della  Ditta  RAIMONDO  TILOCCA  &  C.  S.N.C.,  con  sede  in  -  07010  - 
Burgos  (SS) ,  Via  Gramsci  n.  3  ,  P.  Iva  02256690906,  la  spesa  complessiva  di  Euro  1.944,09,  IVA 
compresa  al  21%,  relativamente  ai  lavori  di  riparazione  di  n.  3  perdite  idriche,  a  valere  sul  Cap. 
81 13.1/2013  del  Bilancio,  dando  atto  che  la  spesa  è  contenuta  entro  i  4/12  del  relativo  intervento; 

DARE  ATTO  che  la  presente  Determinazione  ha  valore  di  Autorizzazione  a  Contrarre  anche  ai  fini 
dell'assunzione  degli  Impegni  di  spesa  sul  competente  Capitolo  di  Bilancio  ,  ai  sensi  degli  artt.  191 
e  192  del  D.  Lgs.  n.  267/2000; 

DI  TRASMETTERE  la  presente  determinazione  al  Servizio  Economico  Finanziario,  per 
l'apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria; 

DI  DARE  ATTO  che  la  presente  determinazione: 

■  è  esecutiva  dal  momento  dell'apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria  a  cura  del  Responsabile  del  Servizio  Economico  Finanziario; 

■  va  inserita  nel  registro  generale  delle  determinazioni,  tenuto  presso  il  Servizio  Giuridico  Sociale; 

■  viene    trasmessa   copia    della   presente    determinazione    all'Albo    Pretorio    on    Line   per   la 
pubblicazione. 

DI  RENDERE  DISPONIBILE  il  medesimo  in  formato  digitale  mediante  inserimento  nel  Server 
dell'Ente  previa  apposizione  del  visto  contabile  da  parte  del  Servizio  Finanziario  ai  sensi  dell'art. 
52  del  Regolamento  sull'Ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi. 

Si  allega  alla  presente  : 

Copia  della  proposta  economica. 

E  Responsabile  del  Procedimento 

Il  Responsabile  del  Servizio 
P.  Ed.  Mauro  Etzi 

Ing.  Davide  Casu 


Determina  n.  357  del  08/04/2013 

VISTO  DI  REGOLARITÀ'  CONTABILE  ATTESTANTE  LA  COPERTURA  FINANZIARIA 

(art.  151  comma  4  D.  Lgs.  18  agosto  2000  n.  267) 

Il  Responsabile  del  Servizio  Economico  Finanziario 

Visto  l'art.  151  del  D.  Lgs.  267/2000; 
Verificata,  altresì,  ai  sensi  dell'art.  9,  comma  1.  lett.  a)  del  D.L.  78/2009  convertito  in  legge  102/2009,  la  compatibilità  del 
programma  dei  pagamenti  conseguenti  all'assunzione  del  presente  impegno  di  spesa,  con  i  relativi  stanziamenti  di  bilancio,  con 
le  regole  di  finanza  pubblica  e  con  i  saldi  ai  fini  del  rispetto  del  patto  di  stabilità; 

ATTESTA 
La  regolarità  contabile  del  provvedimento  e  la  copertura  finanziaria  della  spesa  indicata  nel  prospetto  che  segue: 


Anno 

Capitolo 

Art. 

N.  impegno 

Descrizione 

Beneficiario 

Importo 

2013 

8113 

1 

357 

AFFIDAMENTO  IN  ECONOMIAA 

COTTIMO  DIDUCIARIO  PER 

LAVORI  DI  RICERCA  E 

RIPARAZIONE  PERDITE  I 

RAIMONDO 

TILOCCA&C. 

SNC 

€1944,09 

Maracalagonis,  15/04/2013 


Il  Responsabile  del  Procedimento 


Il  Responsabile  del  Servizio  Economico  Finanziario 
F.to  rag.  Ignazia  Podda 


Copia  conforme  all'originale  in  carta  libera  per  uso  amministrativo. 


L'impiegato  incaricato 


Dfts 


n.  rm 


27  LUG.    2012   19:85 


Raimondo  Tiiocca  &  C.  S.n.c. 


, 


impresa 
edile  e  stradale 

Via  Gramsci,  3  -  07010  BURGOS  (SS) 
Tel  Q7SOT3570  ■■  Fax  079/794183 

E-mail    r—     i  „  occa.il 

i 

E-maii,  ;  j  -_  a_j 

C.F.  e  P.IVA  02.?5«rì309W 


Buxgps,  lì  27.07.2012 

Raccomandala  a  ramo 

Anticipata  vìa  fax  al  a,  070  7850248  il  27.07.2012 
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OGGETTO:     Lavori  di  ^tommxm  e  «mpSaorai»  «wu.ww  parco  nella  iotóoMiofits  T«r*  rtrfc  «Mt  _  »  „ 
3*  stralcio".  '  '  " '    ElBW*?W!     *  c 

PREVENTIVO  PER  LA  RICERCA  E  LA  RIPARAZIONE  Bi  PEKnrTF  mUTrwr? 
LUNGO  LE  VIE  ORIONE  ED  ERCOLE  IDRICHE 


Oh  «fewwfl  afe  Vs  gradi»  richiese  p«r»««j  pe,  fe  «fa,  fe,CT-j  ,le;  gÌ0!.fti  swa};  cw,  k  ?£csiMte  skmo  a 

proporVi  ns  migliore  offerta  per  la  ricerca  e  la  ^rnsàim  i  ...  2  perdite  idriche  lungo  I*  Via  Ercole  e  tffbaodo  te,, 
k  Via.  Krcoie  e  1*  Via  Orioat. 

La  ttfetf  é  siala  eilttmata  a  seguile  dì  tofwfc^  effettuato  in  cantiere  lungo  le  vie  interessate  Afte  perdile 
mà«,  nato  base  delle  »fi»M3sfewtJ  forniteci  e  pwtttm,  adi»  eventuale  fase  di  dcfìniidoric  contrattuale,  a 
riserviamo  mia  scalisi  di  maggior  dcttaSJio  che  potrebbe  comportare  «óofeaì  di  quanto  di  seguito  «posso; 

I.  Ricerca  puntuale  e  fectlwattwac  di  perdite  idriche  eoa  strame» io,  tfa  condursi,  senza  ricorso  a 

Htótwl  di  indagine  disttaUKl  0  wxflN  comportare  modifiche  al  regime  idraulico  delia  «le, 
mediante  metodo  acustico  «fl  f  utilizza  di  apparecchiature  elettroniche,  quale  geotono  marca 
Hyxlroskop, 

N°  2  perdite  idriche  *  €/  Cari.  1S2»»b  g,  304,50 

2.  Operazioni  di  riparazione  di  perdite  idriche,  iavontòioni  consìstenti  nelle  seguenti  lavorazioni: 

■      Titgik  di  pavimentatoti*  stradale  ut.  1,00  *  1,00  ad  eseguito  con  sega  semovente  «  disco,  per 
una  profondità  eli  crii  25-30  per  pavtóen marni  in  calcestruzzo  «atto. 
N°  2  perdite  *  mi/Perdita  4,m  *  C/ml  4,4Ì-~  e,  35,28 

-      Demolizione  di  pavimentazione  ilmMc  io  eakattais»  cemcatiab  architettonico,  eseguila  con 
meri  ««anici  e  a  m^c,  per  rato  spessore  di  m  25  circa,  compreso  iì  carico  e  trasporto  a 


GF.RTÌFTCA.7JONE  DI  QUALITÀ'  UNI  KN  ISO  9001  :  2008 
CERTIFICATO  N*  IT03/D440 


CQOPSSOÀ 


Dfi. 


N.FftX 


2?  LtlG.    2312  19: 86 


P2 


Raimondo  Tifocca  &  C.  S.n.c. 


impresa 
scisse  e  straui 

Via  Scarnaci  3  ■ 
Tel,  0/9/T&3S7; 


e-ma!S  /sa; 
E-mail  jj  p 
C.F.  a  f  .fvt 


07010  BURGOS  (SS) 
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disdica  dei  «otìerM  di  tfeft*,  Itówi  l'indennità  dì  confcimcfiw  a  discarica  controllala  e 

iiutocwata. 

N°2  perdite  *  i  mq/c&é  *  €/mq  34,06=  €.68,12 

forra  a  scarne  obbligata  eseguito  pecmicattiMna  a  mano  e  eoa  "vso  di  mklenKWfoM  per  il 
«*Sì*TOMe  *jfe  twm,  ratealo  m  itwte*  di  «wafaksi  «O»  ad  ««*«  É  fwfts  rocciose, 

«*»fi>«*  la  pulsai  «M  peti»»  «elfo  xxm,  il  »lk»afte«*»fo  dtìfc  bskw»  &«***  e  h 
fetewÉrne  di  depositi  pww&ott  del  mutesk  di  esala  a  bordo  scavo  e  sino  ad  <a»  profonditi 
di  2  « 

N°2  fjetdite  *  1  me/caci  *€/roc.  114,82=  £  229  j>4 

Rq»WJ«»*pasÌa  idriche  m&fontt  fomiwa,  trasporto  e  po8a  ffl  opera  di  collari  universali 
di  riparazione  rapida  e  giunzione  in  acciaio  inox  pei  la  dpmdo<\&  (con  collare  spcxto)  c/o 
gìuìiJiions  (con  collare  chiuso)  di  tabi  stadie  ci  «Mattate  materiale  eco  »it«M»à  ài.  10  nm  sul 
*msi»  «tanto  dei  mJ»;  &*»•*.  émm,  In  |«Mw  «««è  ABI  304  fa  en  sole  pw»  scum 
fthktutt  corapress.  I*.  marteuier*,  dotata  dì  fjosfo  t|  tk&lim  e  di  tmntKifeaccMn  rfetk 
guwwàwone  di  tenuta  di  gomma  WDM  tivwaoi  del  tipo  a  labbri  flessibili  at'ie  estremità  naie  da 
garantire  elevate  passioni  di  escici,:  io  gwàe  m  preseli^  di  promanciacc  èmmmeà  angolari, 
eumpMtu  ogni  onere  ss  rwir». 

H°2  perdite  *  €/cad  149.74=  &  299,48 

Rinterro  eseguito  a  «nano  con  materkle  proveniente  da  care  ài  pt*$im  (ioni  vcnanlì  di  idonea 
gtitau-ometm  e  scevre  eia  nmrm  orftokÌK,  spianamento  e  cosepameato  aclb  stesso  e 
bagnatura  ct»>  acqtaL 

N°2  perdite  *  1  tne/ead  *  €/»©,  S2»SI=  È,  S£,10 

Rtpo^nKommenH)  e  legatura  di  nragha  di  rete  eìeurnsaklal»  ptecedesitetmifite  rimossa; 

N°  2  perdite  *  i  tnq/cad  *€/stìg  ?4$s  j,  «u 

Realizzazione  di  massetto  di  p«ta*a»t«àj«e  in  cstlcestrusmo  S4  Refe  25  per  onere  imufufalL 
aa«::d  a  ttìffl  u  su  v«paw,  platee,  rmftw»  a  éwwfmwte  di  tubazioni  dello  spessore,  medio 
di  ori  i  5, 


W  2  perdite  *  0,15  mc/cad  *  C/;re>::  11?,7S= 


€.  35,33 


PtWnttW»  t:  posa  in  tipetti  di  pswitt 
cui,  rem  finitati»  antisdf  uccit>!t.-.  li  ci 


usi*»»*  in  tìdrattasso  di  colore  ocra,  spessore  tiiedip  g 

suzzo  avrà  ie  MfeUHMì  ciauawttehtì; 
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-  I  ci 


-  classa  54  Kck  30  pf««ji«JonMt3  pa  opere  sirotturali  mnte  le  sbucati  catatreristiclie: 
1-  classe  di  esposizione  XCÌ  -  XC2 
%■  rapporto  tf  vanta.  =  0,60 

3-  minimo  ifowggjo  ««acato  300  kg/sm 

4-  minima  classe  di  resìstenti  <S,,:>/30  N/mm^ 
I-  classe  di  eonststensa  S-l  skinw  160/210  m«n 

fi-  dimensione  massima  t&dUfegjjti  gita  inatte  di  30  min  (Dinas  30;, 
Confezionalo  e»  c«M,i,  32,>,  B  fomfej  fc  opcri  ^  «utobatoatctt  ed  evenì.mfc  uso  di 
pompe. 

I.a  s»?«Gde  sa»  ratiìus  «  fresco  eoa  spolvero  MfjetfeMe  con  w»  m&ccfo  di  cjme»,  cemento 

ed  ossido  in  ragione  di  2  2,5  kg/n-.e. 

N*  2  pentite  *  1  mq/ead  *  €/ki«|  <!5,14=  &  fftgj 

A  H^tjtu  delia  <kK»R«  analisi  dei  costi  i'uxiffloctaR  complessivo  dei  ì»on  di  «cerca  e  nnén  delle  2 
perdite  idriche  è  quindi  pan  ad  €,  1*071,13  (MiHesettaativsm/B)  +  I.V.A,  al  21% 

L'offerta  è  valida  per  60  gg  dalla  data  della  preserie. 

Restiamo  a  empiei  disposizione  per  ÉpMfc»!  diktimemo  e  cogliamo  ftxxróota  p»  porgere  Cordali 
Saluti. 


IVTjMptfessi 

log,  R^no/.éf  Tiiocca 


J6a 


mw  timo»  &  e.  s*6 

il  Legate  Rapprcseidame 
lm.  Ruimoinh  Tìlomi 


.J5GSL 
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